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Beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet voor de renovatie van de Piet Heintunnel 
De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders 16 februari 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 
258); 

Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet 
Besluit: 

1. kennis te nemen van de belangrijkste resultaten die zijn behaald met het in juli 2013 verstrekte 
krediet 'Werkzaamheden renovatie Amsterdamse Wegtunnels: 

a. De asfaltering van de Piet Heintunnel is (zomer 2014) uitgevoerd binnen budget en planning. 

b. Er is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het onderhoud van meerdere tunnels 
in een innovatief meerjarig prestatiecontract onder te brengen. De uitkomst is dat een 
meerjarig prestatiecontract voor meerdere tunnels niet zinvol is. De belangrijkste redenen 
betreffen: 

te grote afhankelijkheid van één marktpartij; 

verminderde bereidheid in de markt tot het aangaan van dergelijke contracten; 
het assetmanagement binnen de gemeente is nog te zeer in ontwikkeling; 
behoud van de gewenste beleidsflexibiliteit is kostbaar bij langjarige contracten. 

2. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet van € 1,0 
miljoen voor de renovatie van de Piet Heintunnel. Na het beschikbaar stellen van dit krediet is de 
verwachting dat: 

een uitvoeringskrediet in in 2016 wordt aangevraagd; 
aanbesteding in 2017 plaatsvindt; 

de Piet Heintunnel gerenoveerd zal zijn binnen de in de wet gestelde datum van 1 mei 2019; 

3. akkoord te gaan met de financiering van het additionele voorbereidingskrediet uit onderbesteding 
van het uitvoeringskrediet. 

4. de directeur V&OR aan te wijzen als beheerder van het krediet. 

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 

in zijn vergadering op 30 maart 2016. 

De plv. voorzitter 
E.Ünver 
De raadsgriffier 
mr. M. Pe 
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